ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಪಚೆವರು 


ಘಾ 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು. 


1281 

ಶ್ರೀ. ರಘನಾಥ ರಾವ್‌ ಮಲ್ಯಾಹೂರೆ 
21-12-2018. 

ಮಾನ್ಯ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚೆವರು 


Nf ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 

ಸಂ. _ 

ಅ) | ಬೀದರ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿ 24ಥ' ಕುಡಿಯುವ ಏಷ್ಯಿಯನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೆರವಿನ ಉತ್ತರ 
ನೀರಿವ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯು | ಕರ್ನಾಟಿಕ ನಗರ ವಲಂಶ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕಾ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಎನ್‌ಕೆಯುಎಸ್‌ಐಪಿ) ಬೀದರ್‌ 
ಯಾವ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಂಶೋಜನೆ |: 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ; | ದಿನಾಂಕ:30/01/2015 ರಂದು ರೂ.609.77 ಕೋಟಿಗಳ 
(ಮಾಹಿತಿಂಯನ್ನು ನೀಡುವುದು). ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ (ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ ರೂ.42.92 ಕೋಟಿ, 

ಕಾಂರ್ಕಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.26.85 |' 
ಕೋಟಿಗಳು) ಮೆ//ವಿಶ್ವರಾಜ್‌ 'ಇನಕ್ಸಲಿ. ರವರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ 
ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಬೀದರ್‌ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 35 
ವಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು 19 ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದು, 
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಲಂಯರುಗಳಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 
ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ 
ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ : ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ 
ಕೌಳಗಿನಂತಿದೆ: 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ 
ವಿತರಣಾ ಜಾಲದ ಉದ್ದ 126.48 126.48 
(ಹೆಡಿಪಿಇ) (8ಮೀ) | (8ಮಿಲ) 
A ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕ 25000 24810 
(ಸಂಖ್ಯೆ) | (ಸಂಖ್ಯೆ) 
ವಾರ್ಡ್‌ವಾರು ವಿವರ ಅನುಬಂಥ-1 ರಲ್ಲಿ | 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

Bi ಸಾಡೆ in ನಗರದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ನರ ಅಳವಡಿಸಿರುವ | ್ಯ್ಯೀಜ್ಞನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಪೈಪ್‌ಲೆ 
ಪೈಪ್‌ಲ್ಸನ್‌ನಳು  ಹಾಾಗಿಮ್ದೂ ನಡವ ರರ ರವ MS ಹ Kop 
ಧನ ಮಾಧ ಸಾಪೂಭನಿಕರಿದ ಗುತಿ ವ ಆಗಿಂದಾಗೆ ಆಡು ls ಈ 
ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ರೇಕಿ ಬಡದರ ಫೆ.ಪ್‌ಲೆ ತ ರ y 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; (ವಿವರ ಲಿ ಸಿ ನ್‌್‌ ವಲಿ 
ನೀಡುವುದು). ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಮರು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಹಾಗೂ ' ನಗರಸಭೆಯ Ps ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ 
ಈ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಹಾಳುಮೌಡದೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ 
ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 


E>) 


ಈವರೆಗೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 24ರ 
ಕುಡಿಯುವ ವನೀರಿನ ಂಯೋಜನೆಣೆ ಎಷ್ಟು 
ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? (ವರ್ಷವಾರು 
ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)? 


ಬೀದರ್‌ 


ನಗರದಲ್ಲಿ 


24/7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ಯೋಜನೆಗೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ 
ವಿವರ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: 


(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳು) 


2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 18-0 
(ನವೆಂಬರ್‌) 
1058” 873 725 305 


ನಅಇ 431 ಪಿಆರ್‌ಜೆ 2018 


ಬೀದರ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿ 24/1 ನಿರೆಂಶರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ - ವಲಯವಾರು ವಿವರ. 


ಅನುಬಂಧ-1 (ಇಂದಿನಂತೆ) 


ಓಹಚ್‌ಟಿ ಫೊಳವೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ವಿವರ (ಮೀ) ಬಳಕೆದಾರರ ನಳ ಸಂಪರ್ಕ (ಸಂಖ್ಯೆ) 
ಕ್ರ ಸಹವೆಯಲ್ಲಿ ಳಿಳ ನಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಳಿಕೆ ನಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು 
ವಲಯ SR ಎಂಎಲಾ | ಅನುಮೋದಿತ |ತೊಳವೆ ಅಳವಡಿಸಿ] ನೀರನ್ನು RS DN Al: ja ಘ್‌ ಮ i 
ಮಾನಸ ಸ ಕೊಳವೆಯ ಉದ್ದೆ ರುವುದು ಚಾಲನೆಗೊಳಿ 3 Ki ಸ ಹ ನ ಬ Pk ಮ ಸ 
ನಿರುವುದು ಬೇಕಾಗಿರುವು ಸಿರುವು ) ಕಾಗಿರುವು 
7 |ನನವಾಡ 
15, 14, 13, 11 (ಭಾಗಶಃ ) 
ಪ್ರದೇಶ) ಮತ್ತು 12 91 6937 6086.18 4572 1514.18 2084 1620 464 
[E 
2 |ಕೋಟಿ ಪ್ರದೇಶ 
1, 2 (ಬಾಗಶಃ ಪ್ರದೇಶ), 
3 (ಬಾಗಶಃ ಪ್ರದೇಶ), 11 15 17882 19028.20 15870 3158.20 2813 1443 1370 
ಮತ್ತು 12 i 
3 [ಮನಿಯಾರ್‌ ತಾಲಿಮ್‌ 2 j 
7,8,9, 10 11 (ಬಾಗಶಃ 
ಪ್ರದೇಶ) ಮತ್ತು 34 15 26162 2525400 22773 2481.00 2988 2467 521 
4 |ಮಂಗಲ್‌ ಪೇಟ್‌ 33 ಮತ್ತು 34 (ಬಾಗಶಃ 
; Ee: 9.1 1091 1678.10 123 " 1555.10 851 491 360 
ಪ್ರದೇಶ) 2 
ರ್‌ ಗ್‌ 
5 |ಲಾಲ್‌ ವಾ 32 ಮಠ್ತು 33 
# ಿ 10 11275 7558.00 6141 1417 1426 1197 229 
6:.|ಬಸವನದರ 29 (ಬಾಗಶಃ ಪ್ರದೇಶ) 91 4458 6518.50 5518.5 1000 1157 603 554 
7 |ಗುಂಪ 29 ಮತ್ತು 30 (ಬಾಗಶಃ ps 
ye 10 13903 1374430 11656 2088.3 1450 1033 417 
kp ಪ್ರದೇಶ) 
8 |ಮೈಲೂರು 27 ಮತ್ತು 28 15 15533 13096.00 8160 4936 2707 1794 Fe 
9೫|ಅಂಬೇಡೃದ್‌ ಕಾಲೋನಿ? ನ್‌] 10 | 2778 3195.00 2586.5 608.5 483 558 0 
22 ಮತ್ತು 27 45 5046 6604.00 5806.2 797.8) ° 1118 1252 0 
24 5 4959 6975.60 6860.6 115 1370 1388 0 


p ಓಹೆಚ್‌ಟಿ ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ವಿವರ (ಮೀ) ಬಳಕೆದಾರರ ನ ಸಂಪರ್ಕ (ಸಂಖ್ಯೆ) 
| 
FE ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ 
Ky ರ ಉಳಿಕೆ ನಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಳಿಕೆ ನಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು 
§ ವಲಯ ಅನುಮೋದಿತ [ಕೊಳವೆ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರನ್ನು § ಣ 
ಹಂ ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ವಂ.ಎಲ್‌ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಪ ನಳ ಸೆಂಪರ್ಕ ಚಾಲನೆಗೊಳಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸ 
ಕೊಳವೆಯ ಉದ್ದೆ ರುವುದು ಚಾಲನೆಗೊಳಿ 
ಈ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸಿರುವುದು ಬೇಕಾಗಿರುವುದು 
ಸಿರುವುದು 
12 [ಮೋಹನ್‌ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ 19 (ಬಾಗಶಃ ಪ್ರದೇಶ) 
ಮತ್ತು 20 9.1 5552 5910.65 5910 0.65 389 361 28 
ವವೋಾಹಾ ಇನಾಪ Fi 
13, |ವಬ್ಲೋಲ ಕಾಲೇ 19 (ಬಾಗಶಃ ಪ್ರದೇಶ) 9.1 5509| 5094.00 4507] 587 595 348 247 
ಮಾಪ್‌ ಇ 
ಸ್ರ ಪತಾಪಾ ಹರದ 18 5 5395] 5665.50] 3238.5| 2427 1573 1417 156 
15:|ಣನಂದಿ;ಗುಂಜ್‌ 75 1209 683 526 
5 [ಪಾವ್‌ ನಗರ 
(ಆಟೋ ನಗರ) 0 398 324 74 
17 |ಶಿವ ನಗರ 
0_ | ಫೂಛವೆಯನ್ನು ಕೆಯುಡಬ್ಬೂಿಡಿಬಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅಳವಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 3 10 ನ 
8 |ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ 0 4 181 72 
§ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನ 
 ಚಾಬಾರ 5 1805 908 897 
ಒಬ್ನು 126480 126408 103722 22685| 24810 18035 6821 


ಚ 


